
COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



N.22 

DEL 07/07/2009 



OGGETTO: D. LGS. 12-04-2006, N. 163 , ART. 128 , E D.M. DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 09 GIUGNO 2005 - 
APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 
2009/2011, E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER IL 2009. 



L'anno duemilanove addi sette del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del 
Comune, a seguito di avviso di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio Giovanni Serreli in data 
03/07/2009 prot. 10539, si e riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima 
convocazione. 

Presiede la seduta Giovanni Serreli nella sua qualita di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i Signori: 





presente 


assente 






presente 


assente 


1 


CORONA Antonella 


X 




10 


PINNA Saverio 


X 
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ARGIOLU Andrea 




X 


11 


PUDDU Angelo 


X 
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CORONA Andrea 


X 




12 


PUSCEDDU Egidio 


X 




4 


CORONA Fabio 


X 




13 


SANNA Antonio 


X 
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DEIANA Efisio 




X 


14 


SERRA Agostino 


X 




6 


FADDA Mario 


X 




15 


SERRA Giovanna Maria 




X 


7 


GHIRONISebastiano 


X 




16 


SERRELI Giovanni 


X 




8 


PEDDITZIPasquale 


X 




17 


USALA Antonina 


X 




9 


PINNA Elisa 


X 




Totale 


14 


3 



Partecipa la Dr.ssa Maria Teresa Vella nella sua qualita di Segretario Comunale. 

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi deH'art. 49 del T.U. delle leggi suH'ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 



I | II Responsabile del Servizio Economico Finanziario Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarita tecnica; 

IXI II Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarita tecnica; 

I I II Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarita tecnica; 

1X1 II Responsabile del Servizio Economico Finanziario Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarita contabile; 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'articolo 128, comma 11, del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163 , e successive modificazioni e integrazioni 
(Codice dei Contratti Pubblici), e l'articolo 5 della L.R. 07-08-2007 n. 5, nel quale si dispone che gli Enti 
Pubblici , tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare il Programma Triennale dei LL.PP. 
corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero 
dei delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09 giugno 2005, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 2005, recante "Procedura e 
schemi tipo per la redazione del Programma Triennale , dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale 
dei lavori pubblici , con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 

VISTO l'Art. 128, commi 1/11 del Codice dei Contratti Pubblici , di cui il D. Lgs. N. 163 del 12-04-2006, 
e l'Art. 5 della L.R. 07-08-2007, n. 5, recanti disposizioni in materia di Programmazione dei Lavori Pubblici; 

DATO ATTO CHE: 

• in applicazione delle norme sopra citate, con Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 30-10-2008, si e 
proceduto all'adozione dello schema di Programma Triennale per il periodo 2009/2011 e dell'Elenco 
Annuale dei Lavori di competenza 2009 di questo Ente, redatti dal Responsabile della struttura 
competente a cui e affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale , sulla base 
delle esigenze proprie della collettivita e dell'Amministrazione in relazione alle disponibilita finanziarie; 

• i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 22 giugno 2004, ed ai sensi 
dell'Art. 128, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione 
procedente per 60 giorni, dal 31-10-2008 al 31-12-2008, ai fini dell'eventuale presentazione di 
osservazioni o proposte di modifica; 

• nei termini previsti non risultano essere state presentate osservazioni o proposte di modifica al 
Programma Triennale o all' Elenco Annuale dei Lavori; 

• ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal comma 1 e dal comma 6 dell'Art. 128 del D. Lgs. n. 
163/2006, sono stati previamente approvati gli studi di fattibilita dei lavori inclusi nell'Elenco Annuale 
di importo compreso tra i 100.000,00 Euro e 1.000.000,00 di Euro; 

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 15-04-2009 e stato appro vato il Programma Triennale 
dei LL.PP. per il periodo 2009/201 1 e l'Elenco Annuale dei Lavori di competenza anno 2009; 

PRESO ATTO che sulla scorta di mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, al fine di conseguire 
un migliore soddisfacimento delle attuali esigenze della collettivita , anche al fine di sopperire ad eventi 
imprevisti ed imprevedibili in sede di predisposizione del programma originario, si ritiene opportuno 
inserire alcuni nuovi interventi e provvedere alia rimodulazione finanziaria di altri gia inseriti, a variazione 
del programma Triennale dei LL.PP. e Investimenti per il triennio 2009/2011 e aggiornamento dell'Elenco 
Annuale dei Lavori per l'anno 2009, riguardante specificatamente: 

• inserimento "Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Rurali Extraurbane", 
deH'importo complessivo di Euro 20.000,00 , da finanziare interamente con Fondo Unico RAS; 

• rimodulazione finanziaria (aumento finanziamento) intervento "Lavori di Ampliamento, Manutenzione 
Straordinaria e Adeguamento alle Norme Scuola Media Via Garibaldi" , portando 1' importo 
complessivo a Euro 152.248,00, da finanziare interamente con Fondo Unico RAS ; 

• rimodulazione finanziaria (variazione risorse) intervento "Realizzazione Impianto Fotovoltaico Scuola 
Elementare Via D'Annunzio", deH'importo complessivo di Euro 121.030,00, da finanziare per Euro 
24.206,00 con Fondi contributo RAS; per Euro 6.824,00 con Fondo Unico RAS; per Euro 40.000,00 
con Fondi oneri concessioni edilizie; per Euro 50.000,00 con Fondi oneri condono edilizio; 

• rimodulazione finanziaria (aumento finanziamento) intervento "Istituzione e Rifacimento Segnaletica 
Stradale" , portando l'importo complessivo a Euro 20.000,00, da finanziare per Euro 12.253,15 con 
Fondo Unico RAS; per Euro 7.746,85 con Fondi proventi sanzioni C.d.S.; 

• rimodulazione finanziaria (variazione risorse) intervento " Lavori di Riqualificazione Illuminazione 
Pubblica Centra Urbano e Localita Costiere", deH'importo complessivo di Euro 50.000,00, da finanziare 
con Fondo Unico RAS; 



• trasferimento dell'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria Chiesa Parrocchiale", dell'importo 
complessivo di Euro 40.000,00 , da finanziare con Fondi oneri concessioni edilizie, dall'annualita 2009 
all'annualita 2010; 

• rimodulazione finanziaria (variazione risorse) intervento " Manutenzione straordinaria manto stradale 
localita costiere", portando rimporto complessivo a Euro 60.000,00, da finanziare con Fondi oneri 
concessioni edilizie; 

• cassazione dell'intervento "Realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Media Via Garibaldi", annualita 
2009 , deH'importo complessivo di Euro 46.500,00; 

• cassazione dell'intervento "Lavori di ampliamento e completamento funzionale impianti area sportiva ", 
annualita 2010 , dell'importo complessivo di Euro 2.757.879,84, con finanziamento Mutuo Istituto per 
il Credito Sportivo; 

• cassazione dell'intervento "Realizzazione Nuovo Municipio ", annualita 2011 , dell'importo 
complessivo di Euro 1.100.000,00, con finanziamento Mutuo Cassa Depositi e Prestiti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'Art. 128, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, e fatto obbligo per le 
Amministrazioni Comunali approvare i documenti relativi al Programma Triennale dei LL.PP. ed all'Elenco 
Annuale dei lavori, unitamente agli eventuali aggiornamenti; 

DATO ATTO che lo schema, allegata quale parte integrante e sostanziale alia presente deliberazione, si 
compone di n. 4 schede (n. 1, 2, 2 bis e 3) richieste dal su citato D.M. 22 giugno 2004; 

PRESO ATTO che lo stesso schema e stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a 
riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione , forniti tenendo conto anche delle opere 
in corso di realizzazione nel Programma Triennale 2008/2010; 

DATO ATTO che alia presente proposta di deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'art. 49 
del D. Lgs. N. 267/2000; 

RICHIAMATI: 

• il D. Lgs. n. 163 del 12-04-2006; 

• la L.R. n. 5 del 07-08-2007; 

• il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000; 

• il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 ; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI: 

• il Decreto Legislative 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale suH'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
UDITE: 

■ l'illustrazione della presente proposta di deliberazione da parte dell'assessore all'urbanistica Pinna 
Elisa. 

■ la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia; 

■ le dichiarazioni di voto dei Consiglieri 

Ghironi Sebastiano che anticipa il voto contrario in quanta non condivide il programma dei LL.PP. 
previsti nella delibera in discussione; 

Fadda Mario che anticipa il voto contrario in quanta non condivide lo spostamento al 2010 
dell'intervento per lavori nella chiesa parrocchiale inizialmente previsti nel 2009; 

Usala Antonina che dichiara che la proposta di deliberazione non e del tutto condivisibile quindi 
anticipa, a nome del proprio gruppo, l'astensione dalla votazione. 

Pinna Saverio che condividendo quanta dichiarato dal Consigliere Usale, anticipa l'astensione dal 
voto; 



Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Argiolu A., Serra G. M., 
Deiana E.), astenuti n. 3 (Pinna S., Usala A., Sanna A.) Votanti n. 11, favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Fadda 
M., Ghironi S.) 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI MODIFICARE, per quanto sopra espresso, il Programma Triennale dei LL.PP. 2009/2011 e aggiornare 
l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche e degli Investimenti di competenza anno 2009, gia approvato con 
Delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 09-04-2008, riguardante specificatamente i seguenti 
interventi: 

Inserimento "Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade Rurali Extraurbane", 
deirimporto complessivo di Euro 20.000,00 , da finanziare interamente con Fondo Unico RAS; 

Rimodulazione finanziaria (aumento finanziamento) intervento "Lavori di Ampliamento, 
Manutenzione Straordinaria e Adeguamento alle Norme Scuola Media Via Garibaldi" , portando 1' 
importo complessivo a Euro 152.248,00, da finanziare interamente con Fondo Unico RAS ; 

Rimodulazione finanziaria (variazione risorse) intervento "Realizzazione Impianto Fotovoltaico 
Scuola Elementare Via D'Annunzio", deirimporto complessivo di Euro 121.030,00, da finanziare per 
Euro 24.206,00 con Fondi contributo RAS; per Euro 6.824,00 con Fondo Unico RAS; per Euro 
40.000,00 con Fondi oneri concessioni edilizie; per Euro 50.000,00 con Fondi oneri condono edilizio; 

Rimodulazione finanziaria (aumento finanziamento) intervento "Istituzione e Rifacimento Segnaletica 
Stradale" , portando l'importo complessivo a Euro 20.000,00, da finanziare per Euro 12.253,15 con 
Fondo Unico RAS; per Euro 7.746,85 con Fondi proventi sanzioni C.d.S.; 

Rimodulazione finanziaria (variazione risorse) intervento " Lavori di Riqualificazione Illuminazione 
Pubblica Centra Urbano e Localita Costiere", deirimporto complessivo di Euro 50.000,00, da 
finanziare con Fondo Unico RAS; 

Trasferimento dell' intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria Chiesa Parrocchiale", 
dell'importo complessivo di Euro 40.000,00 , da finanziare con Fondi oneri concessioni edilizie, 
dall'annualita 2009 all'annualita 2010; 

Rimodulazione finanziaria (variazione risorse) intervento " Manutenzione straordinaria manto stradale 
localita costiere", portando l'importo complessivo a Euro 60.000,00, da finanziare con Fondi oneri 
concessioni edilizie; 

Cassazione dell'intervento "Realizzazione impianto fotovoltaico Scuola Media Via Garibaldi", 
annualita 2009 , dell'importo complessivo di Euro 46.500,00; 

Cassazione dell'intervento "Lavori di ampliamento e completamento funzionale impianti area sportiva 
", annualita 2010 , dell'importo complessivo di Euro 2.757.879,84, con finanziamento Mutuo Istituto 
per il Credito Sportivo ; 

Cassazione dell'intervento "Realizzazione Nuovo Municipio ", annualita 2011 , dell'importo 
complessivo di Euro 1.100.000,00, con finanziamento Mutuo Cassa Depositi e Prestiti; 

DI ADOTTARE gli schemi, relativi alia Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2009/ 2011 e 
aggiornamento dell'Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2009 , predisposti dal Responsabile del Servizio 
competente , redatti ai sensi del succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 
giugno 2005; 

DI DEMANDARE ai competenti Uffici l'adozione e la predisposizioni degli ulteriori prowedimenti 
previsti dalla vigente normativa in materia di Programmazione dei Lavori Pubblici. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 ( Argiolu A., Serra 
G. M., Deiana E.), astenuti n. 2 (Fadda M., Ghironi S.) Votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari n. 0. 

DELIBERA 



di rendere la presente, con la medesima votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislative 18 agosto 2000 n° 267. 



Allegati: schema Variazione Programma LL.PP. composto da n. 4 schede (n. 1, 2, 2 bis e 3); 



Letto, approvato e sottoscritto. 



IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni Serreli 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Maria Teresa Vella 



PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 



Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto: 



PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA 

TECNICA 



Si esprime parere favorevole in ordine alia regolarita tecnica 
Maracalagonis, 11 04/06/2009 

II Responsabile del Procedimento II Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Mauro Etzi F.to Andrea Masala 



PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA 

CONTABILE 



Si esprime parere favorevole in ordine alia regolarita contabile 
Maracalagonis, 11 02/07/2009 

II Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Ignazia Podda 





11 sottoscritto Segretario Comunale 


ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 


n. 


38 e ss.mm. 












ATTESTA 












che copia 


della presente deliberazione 


e stata affissa 


n data 24.07.2009 all'Albo pretorio per 


15 


giorni 


consecutivi 


(n. 


56 del 


registro) e 


contestualmente trasmessa ai 


capigruppo consiliari (Prot. n. 11619 del 24.07.2009) 












Maracalag 


onis, li 24.07.2009 




11 Segretario Comunale 
F.to Maria Teresa Vella 













II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio. 
ATTESTA 

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il 03/08/2009 

1^1 perche dichiarata immediatamente eseguibile 

I I decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

I I perche essendo stata sottoposta a controllo ai sensi delPart. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del DA. 360/2002 e dell'art. 2 del 
D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il 
provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

I I decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. 

I I che e stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. 

seguenti motivi 



del 



del 



Maracalagonis, li 27/08/2009 



II Segretario Comunale 
Dr.ssa Maria Teresa Vella 



per l 



Copia conforme alToriginale, rilasciata per uso d'ufficio e Aminmistrativo 

Maracalagonis, li 

II Segretario Comunale 
D.ssa M. Teresa Vella 



